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Περί μελέτης καί έκτελέσεως δασοτεχνικών έργων. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

.βχοντες υπ οψει : 

1. Τάς διατάξεις : 

α) Τοΰ άρθρου 16, παρ. 3, τοΰ Ν. 998/1979 «περί 
προστασίας των δασών καί των δασικών έν γένει εκτά¬ 
σεων της Χώρας» καί 

β) Των άρθρων 223 καί 312 τοΰ Χ.Δ. 86/1969 «περί 
Δασικού Κώδικος». 

2. Την ύπ’ άριθ. 380/1981 γνωμοδότησιν τοΰ Συμβου¬ 
λίου της Επικράτειας, προτάσει του επί της Γεωργίας 
'Τπουργοϋ, άποφασίζομεν : 


άποκεντρώσεως διατάξεις, αρμοδίου, είτε άπ’ ευθείας 
υπο της αρμόδιας δασικής αρχής, είτε δι’ άναθέσειος 
υπ αυτής εις ιδιοιτας μελετητάς έχοντας τά κατά νόμον 
προσόντα. 

2. Αί μελέται συντάσσονται έπί τή βάσει ειδικών κατ’ 
άντικείμενον κανονισμών καί τεχνικών προδιαγραφών κυ¬ 
ρουμένων έκάστοτε δι’ άποφάσεων τοΰ 'Τπουργοϋ Γεωρ¬ 
γίας,~ κατόπιν γνοψοδοτήσεως του Τεχνικού Συμβουλίου 
Δασών. Δι’ όμοιων άποφάσεων κυροΰνται καί αί έκάστοτε 
ένδεικνυόμεναι τροποποιήσεις των κανονισμών τούτων. 

3· ΙΙροκειμένου περί δασοτεχνικών έργων εις τά ιδιωτικά 
ή διακατεχόμενα δάση ή δασικάς έκτάσεις, περί ών ή 
παρ. 4 του άρθρου 16 τοΰ Ν. 998/1979, αί μελέται κα¬ 
ταρτίζονται βασει τών εν τή προηγουμένη παραγράφω 
κανονισμών καί τεχνικών προδιαγραφών. 

Άρθρον 3. 


ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Α' 

Γενικαί Διατάξεις. 

’Άρθρον 1. 

Πεδίον Εφαρμογής. 

1. Εις τάς διατάξεις τοΰ παρόντος διατάγματος υπά¬ 
γονται ή μελέτη καί ή έκτέλεσις τών πάσης φύσεως δασο¬ 
τεχνικών έργων καί εργασιών προστασίας καί άναπτύξεως 
τών δασών καί τών δασικών έν γένει εκτάσεων τής Χώρας. 

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Β' 

Σύνταξις Μελετών. 

Άρθρον 2. 

Τ ρόπος συντάξεως Μελετών. 

1. 'Η σύνταξις τών μελετών τών δασοτεχνικών έργων 
καί εργασιών τοΰ δημοσίου ένεργεΐται μετ’ άπόφασιν τοΰ 
'Τπουργοϋ Γεωργίας ή τοΰ, κατά τάς περί διοικητικής 


Σύνταξις μελετών δι’ άναθέσεως. 

1. ' Οσάκις, ή ^ μελέτη άποφασίζεται νά έκπονηθή δι’ 
άναθέσεως εις ιδιώτην μελετητήν ή ιδιωτικά γραφεία 
μελετών έχουν εφαρμογήν αί διατάξεις τοΰ Ν. 716/1977 
«περί μητρώου μελετητών καί άναθέσεως καί έκπονήσεως 
μελετών». 

2. Αί άμοιβαί τών μελετητών διά τάς έν τή προηγου¬ 
μένη παραγράφω μελέτας καθορίζονται βάσει τών έκάστοτε 
ίσχυουσών διατάξεων περί άμοιβών μελετητών, προκει- 
μένου δέ περί μελετών μή προβλεπομένων υπό τών διατά¬ 
ξεων τούτων, βάσει είδικοΰ άναλυτικοΰ τιμολογίου έργα- 
σιών μελέτης ή Κώδικος άμοιβών, κυρουμένου δι’ άπόφά- 
σεως τοΰ 'Τπουργοϋ Γεωργίας, κατόπιν γνωμοδοτήσεως 
τοΰ Τεχνικοΰ Συμβουλίου Δασών. 

Άρθρον 4. 

Σύνταξις μελετών δι’ αυτεπιστασίας. 

1. 'Η σύνταξις τών μελετών δασοτεχνικών έργων δι’ 
αυτεπιστασίας ένεργεΐται υπό τών αρμοδίων δασικών 
άρχών, διά έπιστημόνων, διπλωματούχων Άνωτάτων Σχο¬ 
λών, ύπαλλήλων τοΰ Υπουργείου Γεωργίας. Αί μελέται 
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δύναται επίσης νά συντάσσωνται ύπό ειδικού κατ’ άντικεί- 
μενον μελέτης συνεργείου άποτελουμένου έξ εμπείρων περί 
τοϋτο επιστημόνων διπλωματούχων Άνωτάτων Σχολών 
δημοσίων ύπαλλήλων και συγκροτουμένου έκάστοτε δι’ 
άποφάσεως τοϋ ' Υπουργού Γεωργίας ή τοϋ, κατά τάς περί 
διοικητικής άποκεντρώσεως διατάξεις, άρμοδίου. 

2. 'Η άρμοδία δασική αρχή δύναται μετ’ έγκρισιν τοϋ 
'Υπουργοϋ Γεωργίας νά άναθέτη τήν έκτέλεσιν βοηθητικών 
έργασιών τής μελέτης εις ίδιώτας επιστήμονας δασολόγους 
εγγεγραμμένους ή μή εις τό υπό τοϋ Ν. 716/1977 προβλε- 
πόμενον μητρώον μελετητών καί γραφείων μελετών. Ή 
άνάθεσις τών μερικών τούτων έργασιών μελέτης ένεργεΐ- 
ται δι’ άπ’ εύθείας συμφωνίας υπό τής άρμοδίας περιφε¬ 
ρειακής δασικής αρχής, ή δέ άμοιβή τοϋ άναδόχου γίνεται 
είτε κατά μονάδα έργου (π.χ. χιλμ. δασικής όδοϋ) βάσει 
τιμών μονάδος, εΐτε κατ’ αποκοπήν ή άναλόγως τοϋ χρόνου 
άπασχολήσεως ή καί άλλως, κατά τά διαλαμβανόμενα 
εις τάς διατάξεις περί αμοιβών, περί ών τό άρθρον 3 παρ. 
2 τοϋ παρόντος. 

"Αρθρον 5. 

Θεώρησις, έ'γκρισις καί τροποποίησις μελετών. 

1. Αί μελέται νομαρχιακού επιπέδου ελέγχονται καί 
θεωρούνται ύπο τής προϊσταμένης νομαρχιακής δασικής 
άρχής καί ύπό τοϋ οικείου Έπιθεωρητοϋ Δασών. 

2. Αί μελέται διανομαρχιακοΰ επιπέδου ελέγχονται καί 
θεοιροΰνται ύπό τοϋ οικείου Έπιθεωρητοϋ Δασών. 

3. 'Η έγκρισις τών μελετών ένεργεΐται κατόπιν είσηγή- 
σεως τής άρμοδίας δασικής άρχής ύπό τών προς τοϋτο 
αρμοδίων, κατά τάς περί διοικητικής άποκεντρώσεως δια¬ 
τάξεις, μετά γνώμην τών αρμοδίων συμβουλίων, έφ’ όσον 
παρ’ αύτή λειτουργούν τοιαΰτα. 

4. Αί έγκριτικαί αποφάσεις τοϋ Νομάρχου καί τοϋ Έπι- 
θεωρητοΰ Δασών κοινοποιούνται εις τό 'Υπουργεΐον Γεωρ¬ 
γίας μετά κεκυρωμένου αντιτύπου τής μελέτης. 

5. 'Η έγκρισις τροποποιήσεως εγκεκριμένης μελέτης 
ένεργεΐται, μετ’ ήτιολογημένην πρότασιν τής άρμοδίας δασι¬ 
κής άρχής, ύπό τοϋ έγκρίναντος τήν άρχικήν τοιαύτην, 
τηρουμένης τής έν παραγράφω 3 διαδικασίας. 

6. Είδικώτερον, προκειμένου περί περιπτώσεων καθ’ 
άς λεκάναι χειμάρρων έμπίπτουν εις τήν δικαιοδοσίαν 
δύο ή καί πλειόνων ομόρων Νομών, ή μελέτη καί ή έκτέ- 
λεσις τών έργων διευθετήσεώς των δύναται δι’ άποφάσεως 
τοϋ 'Υπουργοϋ Γεωργίας μετά πρότασιν τοϋ οικείου Έπι¬ 
θεωρητοϋ Δασών καί γνώμην τοϋ Τεχνικού Συμβουλίου 
Δασών νά άνατίθεται εις τήν δασικήν ύπηρεσίαν ενός μόνον 
Νομού, ρυθμιζομένης έν ταύτώ καί τής κατά χώρον καί 
χρόνον τάξεως καί έκτάσεως ειδικής άρμοδιότητος έπί τών 
έργασιών τούτον;. Τό αύτό ισχύει καί περί τών λοιπών 
δασοτεχνικών έργων. 

ΚΕΦΑ ΛΑΙΟΝ Γ' 

Χρηματοδότησις καί έκτέλεσις τών δασοτεχνικών έργων. 

"Αρθρον 6. 

Χρηματοδότησις τών δασοτεχνικών έργων. 

1. Τά δημόσια δασοτεχνικά έργα χρηματοδοτούνται 
ύπό τοϋ Δημοσίου, έγγραφομένων πρός τοϋτο κατ’ έτος 
τών άναγκαιουσών πιστώσεων εις τούς προϋπολογισμούς 
Τακτικόν, Δημοσίων Επενδύσεων, τοϋ Κεντρικού Ταμείου 
Γεωργίας. Κτηνοτροφίας καί Δασών καί τών Ταμείων 
Γεωργίας Κτηνοτροφία; καί Δασών τών Νομών. 

2. Τάς έν παραγράφω 1 πιστώσεις βαρύνουν αί δαπάναι 
διά τήν έκπόνησιν τών προκαταρκτικών μελετών, τών 
προμελετών καί τών οριστικών μελετών τών δασοτεχνικών 
έργων, διά τήν έκτέλεσιν, συντήρησιν καί έπισκευήν αύτών, 
διά τήν καταβολήν αποζημιώσεων διά τάς προκαλουμένας 
ζημίας καί τάς αναγκαίας άπαλλοτριώσεις άκινήτων κατά 


τήν έκτέλεσιν τών έργων, διά τήν προμήθειαν μέσων καί 
τών άναγκαιούντων πάσης φύσεως ύλικών, διά τήν κατα¬ 
βολήν άμοιβών τοϋ πάσης φύσεως προσλαμβανομένου 
διά τήν έκτέλεσιν αύτών προσωπικού, διά τήν μίσθωσιν 
τών άναγκαιούντων ακινήτων καί μέσων, ώς καί πάσα 
σχετική δαπάνη διά τήν έκτέλεσιν τών έργων τούτων. 

3. Διά τά ανατιθέμενα, καθ’ οίονδήποτε τρόπον, εις τάς 
δασικάς ύπηρεσίας έργα άναπτύξεως καί προστασίας 
δασών, άρμοδιότητος ετέρων φορέων, αί έν τή προηγου- 
μένη παραγράφω δαπάναι βαρύνουν τάς πιστώσεις τών 
φορέων τούτων. 

4. Αί έν παραγράφω 2 δαπάναι ένεργοΰνται κατά τάς 
έκάστοτε περί έκτελέσεως δαπανών ΐσχυούσας διατάξεις 
δι’ έκαστον τών έν τή παραγράφω 1 προϋπολογισμών 
καί τάς διατάξεις τοϋ παρόντος. 

5. Ή διαχειριστική έξυπηρέτησις τών έργων ένεργεΐται 
ύπό δημοσίου ύπαλλήλου μή μετέχοντος εις τήν έκτέλεσιν 
αύτών. 

6. 'Ο ύπό τήν έννοιαν τής προηγουμένης παραγράφου 
διαχειριστής χρηματικού, όστις ένεργεΐ καί τάς πληρωμάς, 
είναι ύπεύθυνος διά τήν τήρησιν τής λογιστικής τάξεως 
καί τής νομιμότητος τών καταβαλλομένων ύπό τούτου 
δαπανών, ένώ διά τήν σκοπιμότητα τής δαπάνης ύπεύθυνος 
τυγχάνει ό προϊστάμενος τής έκτελούσης τό έργον άρχής. 

"Αρθρον 7. 

Τρόπος έκτελέσεως τών δασοτεχνικών έργων. 

1. Ή έκτέλεσις τών έν άρθρω 1 άναφερομένων δημοσίων 
δασοτεχνικών έργων καί έργασιών ώς καί τά άνατιθέμενα 
νά έκτελεσθοΰν έργα συμφώνως πρός τάς διατάξεις τής 
παρ. 1 τοϋ άρθρου 16 τοϋ Ν. 998/1979 εις τάς δασικάς 
ύπηρεσίας ένεργεΐται ύπό τών περιφερειακών δασικών 
ύπηρεσιών, δι’ έργολαβίας ή δι’ αύτεπιστασίας, συμφώνως 
πρός άπόφασιν τοϋ 'Υπουργοϋ Γεωργίας ή τοϋ οικείου 
Νομάρχου. 

2. Τών διατάξεων τής προηγουμένης παραγράφου έξαι- 
ρεΐται ή έκτέλεσις τών ύλοτομικών έργων διά τά όποια 
θά έξακολουθήσουν ΐσχύουσαι αί κείμεναι περί αύτών δια¬ 
τάξεις καί τών φυτωριακών τοιούτων, τά όποια έκτελοΰνται 
μόνον δι’ αύτεπιστασίας. 

3. 'Η συντήρησις τών έκτελουμένων έργων ένεργεΐται 
κατά προτεραιότητα, συμφώνως πρός τά έν παραγράφω 1 
οριζόμενα. 

4. Τά έργα καί έργασίαι έκτελοΰνται έπί τή βάσει ειδι¬ 
κών κανονισμών καί τεχνικών προδιαγραφών έγκρινομένων 
έκάστοτε δι’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργοϋ Γεωργίας κατόπιν 
γνιυμοδοτήσεως τοϋ Τεχνικού Συμβουλίου Δασών. Δι’ 
όμοιων αποφάσεων κυροϋνται καί αί έκάστοτε ένδεικνυόμε- 
ναι τροποποιήσεις τών κανονισμών τούτων. 

"Αρθρον 8. 

Έκτέλεσις δασοτεχνικών έργων δι’ έργολαβίας. 

1. 'Οσάκις τά δασοτεχνικά έργα καί έργασίαι έκτε- 
λοΰνται δι’ έργολαβίας, ή κατασκευή αύτών πραγματο¬ 
ποιείται δι’ άναθέσεως ταύτης εις έργολήπτας κεκτημένους 
ειδικόν πτυχίον δημοσίων δασοτεχνικών έργων περί ου τά 
άρθρα 16 καί έπέκεινα τοϋ παρόντος, διά συμβάσεως συνο- 
μολογουμένης κατόπιν δημοσίου διαγωνισμού. Τών δια¬ 
γωνισμών τούτων δεν δύνανται νά άποκλείωνται καί Εργο¬ 
λάβοι Δημοσίων Έργον; όταν πρόκειται περί τεχνικών 
κατ έξοχήν έργων, ώς δομικών πάσης φύσεως, έργων 
δασικών μεταφορικών έγκαταστάσεων, ιδία δέ όταν τά 
έργα ταΰτα δεν συσχετίζονται άμεσα μέ δασοπονικούς 
χειρισμούς. Εις περιπτώσεις μικτών έργων δύναται νά 
συγκροτούνται κοινοπραξίαι ειδικών κατασκευαστών συμ- 
φοόνως πρός τάς σχετικάς διατάξεις περί έκτελέσεως δημο¬ 
σίων έργων. 
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2. Διά τήν άνάδειξιν ίκανοΰ άναδόχου ή εύθυνοτέρα 
προσφορά δεν αποτελεί άπόλυτον κριτήριον. 

3. Κατά τήν δΓ εργολαβίας έκτέλεσιν των δασοτεχνικών 
έργων εφαρμόζονται αί περί δημοσίων έργων ίσχύουσαι 
έκάστοτε διατάξεις ιδία δσον άφορά εις τά των δημοπρα¬ 
σιών, συμβάσεων, εγγυήσεων, εκχωρήσεων, προθεσμιών, 
ποινικών ρητρών, έκπτώσεως τ<ον άναδόχων, διαλύσεως 
τών εργολαβιών, νέων τιμών μονάδων, συγκριτικών πινά¬ 
κων, έπιβλέψεως καί παραλαβών τών έργων, ενστάσεων, 
αιτήσεων θεραπείας οπού δε εις τάς διατάξεις ταύτας άνα- 
φέρονται αί ΰπηρεσίαι τοϋ Υπουργείου Δημοσίων "Εργων 
νοούνται άντιστοίχως αί άρμόδιαι τοιαϋται τοϋ Υπουργείου 
Γεωργίας ώς έξης : αντί τοϋ Τεχνικού Συμβουλίου Δημο¬ 
σίων ’Έργων τό Τεχνικόν Συμβούλιου Δασών, αντί τοϋ 
Γενικού Διευθυντοΰ καί Διευθυντοϋ Δημοσίων ’Έργων ό 
Γενικός Διευθυντής Δασών καί δ αρμόδιος Διευθυντής 
Δασών τοϋ Υπουργείου Γεωργίας, αντί τοϋ Γενικοΰ Έπι- 
θεωρητοϋ καί Έπιθεωρητοΰ Δημοσίων ’Έργων, ό Γενικός 
Επιθεωρητής καί Επιθεωρητής Δασών, άντί τοϋ Διευ- 
θυντοϋ Τεχνικών Υπηρεσιών Νομοϋ ό αρμόδιος Διευθυντής 
Δασών Νομοϋ, άντί τοϋ έπιβλέποντος Μηχανικοΰ ό έπιβλέ- 
πων Δασολόγος καί άντί τοϋ έπιβλέποντος υπομηχανικού 
ό έπιβλέπων Τεχνολόγος Δασοπονίας. 


"Αρθρον 9. 


Έκτέλεσις δασοτεχνικών έργων καί εργασιών δι αυτεπιστα¬ 
σίας. 


1. Ή δΓ αυτεπιστασίας έκτέλεσις τών δασοτεχνικών 
έργων καί εργασιών ένεργεΐται είτε εξ ολοκλήρου απ 
ευθείας δι’ εργατών, τεχνιτών, επιστατών, εργοδηγών 
κλπ. οίτινες προσλαμβάνονται προσκαιρως υπο τής εκτε- 
λούσης τά έργα υπηρεσίας, είτε δια μικροεργολαβιών, 
ήτοι δι’ άναθέσεως εις έργολήπτας μικροεργων ^ ή επι 
μέρους εργασιών : Χρωματισμών, περιφραςεων, συλλογής 
σπόρων, διανοίξεως λάκκων, φυτεύσεων, περιποιήσεων 
νεοφυτειών, κλαδεύσεων, έζορύςεως λίθων, επεςεργασιας 
λίθων, έξορύξεως καί καθαρισμού άμμου και αμμοχαλικου, 
συντηρήσεως αρδευτικών εγκαταστάσεων^ φυτωρίων, εργα¬ 
σιών είδικότητος κτίστου, ξυλουργού και σιδηρουργού και 
μεταφορών υλικών δΓ οίουδήποτε μέσου κλπ.^ κατα τεμα- 
χιον ή κατά μονάδα επιφάνειας η βάρους η, ογκου, ως 
καί διά μισθώσεως με ώριαίαν η ημερησιαν αποζημιωσιν 
πάσης φύσεως μηχανημάτων έργων και αυτοκίνητων οχη¬ 
μάτων. 

2. Ή δΓ αυτεπιστασίας έκτέλεσις τών δασοτεχνικών 
έργων καί έργασιών ένεργεΐται δΓ επι τούτω συνιστο>μενων 
έργοταξίων, συνεργείων κλπ. παρά τής εκτελουσης τα ^ργα 
δασικής άρχής, έπί τή βάσει ΐσχυοντος εκαστοτε ,έσω„«.ρ,ι- 
κοΰ κανονισμού, καθορίζοντος έν λεπτομέρεια τας υποχρ.ω- 
σεις τοϋ έργοδότου καί τοϋ προσκαιρως εργαζομένου πρόσω 
πικοϋ. 


3. Αί μικροεργολαβίαι άνατίθενται είτε απ ευθείας υπο 
τοϋ προϊσταμένου τής έκτελούσης τά έργα τοπικής δασική, 
υπηρεσίας, άνευ δημοπρασίας, έφ’ δσον ή δαπανη εκαστης 
τών ώς άνω έργασιών δεν υπερβαίνει τάς 100.000 δραχμας 
κατά έργον ή κατά χιλιόμετρου (προκειμένου π*ρι καια 
σκευής ή συντηρήσεως δασικής οδού), είτε υπο ^.πι.ρο 
πής τής παραγράφου 4 κατόπιν λήψεως ε ΤΤΡ*Τ ίον 
ρών ανευ έπίσης δημοπρασίας διά δαπανην 100.001 - 300.000 
δρχ., κατόπιν δέ προχείρου μειοδοτικού διαγωνισμού ^α 
συνολικήν δαπάνην άπό 300.001 μέχρι 500.000 δραχμω; 
καί διά τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού δια δαπανην 
πέραν τών 500.000 δραχμών, κατα τά εν τοΐς επομε/ο», 
διαλαμβανόμενα. Εις άπάσας τάς περιπτώσεις ταυτας 
ή έκτέλεσις τού έργου έν τώ συνόλω θεωρείται γενομενη 
δΓ αυτεπιστασίας. 


4. Παρ’ έκάστη τοπική δασική άρχή συνιστάται μόνιμος 
έπιτροπή έκ τριών δημοσίων υπαλλήλων, τά μέλη της 
οποίας ορίζονται, μετά τών άναπληρωματικών των, δΓ 
άποφάσεων τού οικείου Νομάρχου. "Εργον τών άνωτέρω 
έπιτροπών είναι ή διενέργεια τών άναθέσεων έκτελέσεως 
τών έπί μέρους έργασιών ώς έπίσης καί ή διενέργεια 
τών άναγκαιουσών, διά τήν έκτέλεσιν τών δασοτεχνικών 
έργων καί έργασιών δΓ αύτεπιστασίας, προμηθειών πασης 
φύσεως έφοδίων καί υλικών, παραδόσεων καί παραλαβών 
αυτών καί τών γενομένων έργασιών καί μετουσιωσεως 
τών υλικών. Αύται έπιλαμβάνονται τού έργου των, βάσει 
εγγράφου έντολής τού προϊσταμένου τής Υπηρεσίας. 


"Λρθρον 10. 

Προσωπικόν έπιβλέψεως καί έκτελέσεως τών έργων. 

1. Αί δΓ αυτεπιστασίας έκτελούσαι δασοτεχνικα έργα 
καί έργασίας δασικαί άρχαί, πλήν τού υπό τού Όργανισμοΰ 
τού 'Τπουργείου Γεωργίας έκάστοτε προβλεπομένου μονί¬ 
μου έκ δημοσίων υπαλλήλων προσωπικού καί τού έπι σχέ- 
σει έργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ώρισμένου η αορίστου 
χρόνου τοιούτου, προβαίνουν εις τήν πρόσληψιν τού άνα- 
γκαιούντος έκάστοτε, διά τήν κατα τό άρθρον 9 τού πα¬ 
ρόντος έκτέλεσιν, έπίβλεψιν, συντήρησιν καί φύλαξιν τών 
έργο;ν πάσης φύσεως έποχιακοΰ ή πρόσκαιρου εργατοτεχνι- 
κοΰ προσωπικού, ήτοι έργατών, έργατριών, τεχνιτών, μετα¬ 
φορέων, επιστατών κλπ. άμειβομένων κατα τας διαταςεις 
τού Ν.Δ. 1198/72 εις βάρος τών διά τήν έκτέλεσιν τών 
έργων πιστώσεων. Τό αύτό ισχύει και προκειμένου περί 
τών δΓ αυτεπιστασίας έκπονουμένων πασης φύσεως δασι¬ 
κών μελετών, δταν προς τούτο άπαιτεΐται ή πρόσληψις 
τοιούτου προσωπικού. 

2. Τό ώς άνω προσωπικόν προσλαμβάνεται δΓ αποφά- 
σζωα τοΰ Υπουργού Γεωργίας ή τού υπό τούτου έξουσιο- 
δοτουμένου οργάνου κατά τήν έναρξιν καί άπολυεται κατα 
τήν λήξιν τών δΓ ά προσελήφθη έργων, είτε δΓ ώρισμένον 
χρόνον, είτε δΓ ώρισμένον έργον μή δυναμένου τού χρόνου 
άπασχολήσεώς του να υπερβή τους εννέα (9) μήνας κατ 
>/ 

έτος. 

3. 'Η σύμβασις έργασίας τού ώς άνω προσλαμβανομένου 
προσωπικού λύεται αυτοδικαίως ώ: λήξη ό χρόνος διάρ¬ 
κειας της ή λήξουν τά έργα δΓ ά προσελήφθη άνευ ουδε- 
μιάς άποζημιώσεως έκ τής αιτίας ταύτης. 


"Αρθρον 11. 

Διαγωνισμοί έκτελέσεως έργων διά μικροεργολαβιών. 

1. Οί διά τάς μικροεργολαβίας, περί ών τό, άρθρον 9 
τοϋ παρόντος, πρόχειροι διαγωνισμοί αναθέσεως επι μέρους 
έργασιών διενεργοϋνται είς τήν έδραν τής, αρμόδιας τοπικής 
δασικής άρχής ή καί είς πλησίον τών εκτελεστέων έργων 
πόλεις, κωμοπόλεις ή χωρία, ενώπιον τής υπο τής παρα¬ 
γράφου 4 τού άρθρου 9 τού παρόντος επιτροπής. 

2. Αί διακηρύξεις τών ώς άνω προχείρων διαγωνισμών 
συντασσόμεναι υπό τής έκτελούσης τά έργα δασικής υπηρε¬ 
σίας δημοσιεύονται έν περιλήψει τουλάχιστον πέντε (5) 
ήμέρας προ τής διενεργείας τού διαγωνισμού είς μίαν των 
τοπικών έφημερίδων τών έκδιδομένων είς τήν περιοχήν 
τής δικαιοδοσίας τής άρμοδίας δασικής άρχής, , έφ’, όσον 
έκδίδονται τοιαύται, καί διά τοιχοκολλήσεις είς τάς εϊδικάς 
θυρίδας αύτήε, τού Δημαρχιακού ή Κοινοτικού καταστήμα¬ 
τος τής έδρας της καί τού Δήμου η τής Κοινότητας, είς 
τήν περιοχήν τής οποίας έκτελεΐται τό έργον, εφ , οσον 
αυτή δεν συμπίπτει με τήν έδραν τής υπηρεσίας. Διά την 
ώς είρηται διά τοιχοκολλήσεων δημοσίευσιν συντασσεται 
σχετικόν άποδεικτικόν ύπογραφόμενον υπό δύο μαρτύρων. 
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3. Εις την διακήρυξιν ορίζεται καί ή έγγύησις καλής 
έκτελέσεως του εργολήπτου ίση προς τό 5 % τής προϋπο- 
λογιζομένης διά την εργασίαν δαπάνης. 'Η έγγύησις 
κατατίθεται εις χειρ ας τής διενεργούσης τον διαγωνισμόν 
επιτροπής, εΐτε διά γραμματίου παρακαταθήκης, είτε 
δι’ εγγυητικής έπιστολής άνεγνωρισμένης Τραπέζης, έπι- 
στρέφεται δέ μετά τήν έκπλήρωσιν των υποχρεώσεων του 
εργολήπτου καί τήν παραλαβήν τής εργασίας. "Εκαστος 
των εις τάς ως άνω δημοπρασίας συμμετεχόντων καταθέτει 
επίσης εις τήν επιτροπήν έγγύησιν συμμετοχής όριζομένην 
εις 2 % επί τής προϋπολογιζομένης δαπάνης του έργου 
κατά τά άνωτέρω, έπιστρεφομένην εις μέν τον άνάδοχον 
μετά τήν κατά τά άνωτέρω κατάθεσιν τής έγγυήσεως 
καλής έκτελέσεως, εις δέ τούς λοιπούς συναγωνιζομένους 
μετά τήν έγκρισιν τοϋ άποτελέσματος τής δημοπρασίας. 

4. Οί πρόχειροι διαγωνισμοί, οσάκις άποβαίνουν άγονοι 
ή άσύμφοροι κατά τήν κρίσιν τής διενεργούσης αυτούς 
έπιτροπής, έπαναλαμβάνονται μετά πενθήμερον μερίμνη 
τής αυτής έπιτροττής. 'Η έγκρισις των πρακτικών των 
προχείρων τούτων διαγωνισμών ένεργεΐται ύπό τοϋ οικείου 
Νομάρχου προτάσει τής 'Γπηρεσίας. 'Η έγκρισις αυτή 
κοινοποιείται ύπο τής Υπηρεσίας εις τον άναδειχθέντα 
έργολήπτην καί εις τήν προϊσταμένην της δασικήν άρχήν. 
Εις περίπτωσιν καθ’ ήν, ό πρόχειρος διαγωνισμός 
άποβή άγονος ή άσύμφορος δίς, ή άνάθεσις τής έργασίας 
γίνεται δι’ άπ’ εύθείας συμφωνίας κατόπιν έγκριτικής άπο- 
φάσεως τοϋ Νομάρχου. 

5. Εις τάς περιπτώσεις τών δι’ αύτεπιστασίας έκτε- 
λουμένων δασοτεχνικών έργων, αί διακηρύξεις τών τακτι¬ 
κών διαγωνισμών, συντασσόμεναι ύπο τής έκτελούσης 
τά έργα δασικής υπηρεσίας, δημοσιεύονται έν περιλήψει 
εις μίαν έφημερίδα τών Αθηνών ή τής Θεσσαλονίκης διά 
τάς Υπηρεσίας Βορείου Ελλάδος, καθώς καί εις μίαν τών 
τοπικών Εφημερίδων, τουλάχιστον δέκα ήμέρας προ τής 
διενεργείας των. 

’Άρθρον 12. 

Διαδικασία διαγωνισμών έκτελέσεως διά μικροεργολαβιών- 
ΙΙαραλαβή τών έργων τούτων. 

1. Εις τούς κατά τό προηγούμενον άρθρον προχείρους 
διαγωνισμούς γίνονται δεκτοί ή αναλαμβάνουν, κατά τό 
άρθρον 9 τοϋ παρόντος δι’ άπ’ εύθείας συμφωνίας, τήν 
έκτέλεσιν τών έργασιών έμπειροτέχναι ή καί άπλοι έργά- 
ται, τεχνίται, μεταφορείς καί άναλόγου εΐδικότητος έπαγ- 
γελματίαι, έφ’ όσον άποδεδειγμένιυς παρέχουν έχέγγυα 
καλής έκτελέσεως τών έργασιών. Κατά τον αύτόν τρόπον 
άνατίθενται έργασίαι δασικών τοπογραφήσεων, χωροσταθμί- 
σεων καί σχεδιάσεων εις έμπειροτέχνας τοπογράφους καί 
σχεδιαστάς, άντιστοίχως, προτιμωμένων, έν προκειμένω, 
τεχνολόγων δασοπονίας ή καί δασολόγοιν έφ’ όσον δι’ αί- 
τήσεώς των ήθελον έκδηλώσει σχετικόν ένδιαφέρον. 

2. Μετά τών άναδόχων, εις οδς κατόπιν διαγωνισμού 
ή άνευ τοιούτου άνατίθεται ή έκτέλεσις έργασιών, ή άρμοδία 
δασική αρχή συνάπτει συμφωνητικόν εις ό έκτίθενται οί 
τεχνικοί κλπ. όροι ως καί οί έκατέρωθεν υποχρεώσεις. Τό 
συμφωνητικόν ύπογράφεται έντός πέντε (5) ήμερών άπό 
τής έπιδόσεως εις τόν άνάδοχον τής σχετικής προσκλήσεως 
τής ύπηρεσίας άλλως ούτος κηρύσσεται έκπτωτος δι’ άπο- 
φασεως τοϋ προϊσταμένου αυτής. 

3. Εις περίπτωσιν διαφωνιών μεταξύ τής δασικής άρχή? 
και τοϋ άναδόχου διά τήν ποιότητα τής έργασίας άποφαίνε" 
ται αιτήσει τοϋ ένδιαφερομένου έντός πέντε (5) ήμερώ ν 
άπό τής πρωτοκολλήσεως τής αΐτήσεως ό οικείος Διευθυντήν 
Δασών ή ό Επιθεωρητής Δασών εις περίπτωσιν Διευ¬ 
θύνσεων Δασών άνευ Δασαρχείων. 

4. Αί ύπο έργοληπτών, κατά τό άρθρον 9 τοϋ παρόντος, 
έκτελούμεναι κατόπιν ή άνευ διαγωνισμού έργασίαι, μετά 


προηγουμένην έπιμέτρησιν ένεργουμένην ύπο τοϋ έπιβλέ- 
ποντος δασολόγου, παραλαμβάνονται έντός δέκα (10) 
ήμερών άπό τής περατώσεώς των ύπο τής έν παρ. 4 τοϋ 
άρθρου 9 έπιτροπής. 

5. Τό πρωτόκολλον παραλαβής έγκρίνεται ύπο τοϋ 
Νομάρχου όστις έπιλύει καί τάς τυχόν διαφωνίας τοϋ έργο- 
λήπτου ως προς τήν έπιμέτρησιν, τήν παραλαβήν καί τήν 
ποιότητα τής έργασίας, κατόπιν γνώμης τοϋ οικείου Διευ- 
θυντοΰ Δασών ή τοϋ Έπιθεωρητοΰ Δασών εις Διευθύνσεις 
Δασών άνευ Δασαρχείων. 

6. 'Η κατά τό παρόν άρθρον ένεργουμένη παραλαβή 
θεωρείται μερική τοιαύτη, τό δέ πρωτόκολλον, ονομαζόμενου 
πρωτόκολλον μερικής παραλαβής, έγκρινόμενον κατά τά 
άνωτέρω, συνάπτεται εις τά δικαιολογητικά τής παραλαβής 
ολοκλήρου τοϋ έργου μέρος τοϋ οποίου άποτελεΐ ή έκτε- 
λεσθεΐσα καί παραληφθεΐσα έργασία. 

’Άρθρον 13. 

Παραλαβή τών δι’ αύτεπιστασίας έκτελουμένων έργων. 

1. Ή παραλαβή τών δι’ αύτεπιστασίας έκτελουμένων 
έργων καί έργασιών ένεργεΐται προσωρινώς καί όριστικώς 
ύπό τριμελών έπιτροπών συνιστωμένων ύπο τών οικείων 
Νομαρχών καί άποτελουμένων έκ τοϋ οικείου Έπιθεωρητοΰ 
Δασών ή τοϋ άναπληρωτοΰ του καί δύο έτέρων δημοσίων 
ύπαλλήλων όριζομένων μετά τών άναπληρωτών των ύπό 
τοϋ Νομάρχου. 

2. 'Η προσωρινή παραλαβή ένεργεΐται μετά τήν άποπε- 
ράτωσιν τών έργων ή προκειμένου περί μή άποπερατωθέν- 
των τοιούτων μετά τήν λήξιν τοϋ οικονομικού έτους, τής 
έκτελούσης τά έργα ύπηρεσίας ύποχρεουμένης όπως έντός 
δύο μηνών άπό τών ώς άνω προθεσμιών καταρτίση τήν 
τελικήν έπιμέτρησιν τών έργων καί ζητήση τήν σύστασιν 
έπιτροπής προσωρινής παραλαβής. 

3. 'Η τελική έπιμέτρησις, καταρτιζομένη βάσει τών 
πρωτοκόλλων άφανών έργασιών καί άπ’ εύθείας καταμε¬ 
τρήσεων, περιλαμβάνει τάς πραγματικάς διαστάσεις καί 
ποσότητας τών διαφόρων μερών τών έργων, συντάσσεται 
καί ύπογράφεται ύπό τοϋ έπιβλέποντος ύπαλλήλου καί 
τέλος έλέγχεται καί θεωρείται ύπό τοϋ προϊσταμένου τής 
έκτελούσης τά έργα δασικής ύπηρεσίας, ήτις καταρτίζει 
φάκελλον κατά έργον περιέχοντα τάς έπιμετρήσεις, σχε¬ 
διαγράμματα, έγκριτικάς διαταγάς καί λοιπά στοιχεία τοϋ 
έργου. 

4. Αί έπιτροπαί παραλαβής έλέγχουσαι κατά τό έφικτόν 
τήν έπιμέτρησιν παραλαμβάνουν τά έργα έν τώ συνόλω 
αυτών καί συντάσσουν τά οικεία πρωτόκολλα. Καί διά μέν 
τάς ποσότητας διαφόρων έργασιών τήν ευθύνην φέρουν 
οι επιβλεψαντες τήν έκτέλεσιν τών έργων καί οί καταρτί- 
σαντες τά πρωτόκολλα άφανών έργασιών καί τήν έπιμέ- 
τρησιν ύπάλληλοι, διά δέ τήν ποιότητα είναι ύπεύθυνοι 
τόσον οί έπιβλέποντες τήν έκτέλεσιν τών έργων όσον καί 
οί έποπτεύοντες, έκαστος καθ’ δν βαθμόν ήδύνατο καί 
ώφειλε νά έπιμεληθή τής καλής έκτελέσεως τών έργων. 

5. Έν τώ πρωτοκολλώ προσωρινής παραλαβής άναγρά- 
φονται τό είδος καί ό αριθμός τών έκτελεσθέντων έργων, 
αι ποσότητες τών έπί μέρους έργασιών, παρατηρήσεις καί 
γνώμαι τής έπιτροπής έπί τών γενομένων τυχόν τροποποιή¬ 
σεων τών έγκεκριμένων σχεδίων, διαγραμμάτων κλπ. ώς 
και παρατηρήσεις έπί τής ποιότητος τής έργασίας καί τής 
καλής ή μή καταστάσεως καί λειτουργίας τών έργων. 
'Η έγκρισις τοϋ πρωτοκόλλου παραλαβής ένεργεΐται ύπό 
τοϋ οικείου Νομάρχου. 

6. Εις περιπτώσεις καθ’ ας δι’ οίονδήποτε λόγον δέν συν- 
τελεσθή προσωρινή παραλαβή μέχρι τής ένεργείας τής 
οριστικής τοιαύτης ένεργεΐται μία παραλαβή. 
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7. Ή οριστική παραλαβή ένεργεϊται μετά πάροδον έτους 
άπό τής άποπερατώσεως των έργων, τής άρμοδίας δασικής 
υπηρεσίας ύποχρεουμένης όπως εντός μηνός άπό τής ως 
άνω προθεσμίας ζητήση τήν σύστασιν τής επιτροπής. 
Ή οριστική παραλαβή εάν δι’ οίονδήποτε λόγον δεν ένερ- 
γηθή εντός δέκα οκτώ μηνών άπό τής άποπερατώσεως 
των έργων, θεωρείται αυτοδικαίως συντελεσθεΐσα. 

8. Εΐδικώς οί χωμάτινοι άναβαθμοί καί τά έκ χλόης, 
χόρτων κλπ. πρόχειρα έργα στερεώσεως των εδαφών, ώς 
καί αί μή δομικά! έργασίαι προχείρου διαρρυθμίσεως 
πρανών και κοιτών ορεινών ρευμάτων παραλαμβάνονται 
έφ’ άπαξ, τής προσωρινής αυτών παραλαβής θεωρούμενης 
καί ώς οριστικής τοιαύτης. 

9. Εΐδικώτερον ή παραλαβή τών άναδασωτικών καί 
φυτωριακών εργασιών, φυτοκομικών έργων χειμάρρων και 
έργων βελτιώσεως χλωρίδος βοσκοτόπων ένεργεϊται έφ’ 
άπαξ μετά τό πέρας τής άναδασωτικής περιόδου και μέχρι 
τέλους Σεπτεμβρίου έκάστου έτους, τής έκτελούσης τά έργα 
υπηρεσίας ύποχρεουμένης όπως δύο τουλάχιστον μήνας 
πρό τής λήξεως τής προθεσμίας ταύτης ζητήση τήν σύστασιν 
έπιτροπής παραλαβής. 

10. Αί περί οριστικής παραλαβής διατάξεις του παρόντος 
άρθρου νοούνται έπί τών άποπερατωθέντων έργων και ούχί 
έπ'ι τμημάτων αυτών ή υλικών μή εΐσέτι ένσωματωθέντων. 
Έξαίρεσις γίνεται έφ’ όσον ήθελε διαταχθή ή διακοπή 
τών έργασιών οπότε ένεργεϊται ή παραλαβή και τών ημι¬ 
τελών έργων ώς καί τών υλικών. 

11. Κατά τήν οριστικήν παραλαβήν συντάσσεται, επίσης, 
πρωτοκολλάν οριστικής παραλαβής τών έργων περιλαμβάνον 
τά έν παρ. 5 του παρόντος στοιχεία. 

12. 'Η έγκρισις του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
τών έκτελεσθέντων έργων καί έργασιών ένεργεϊται υπο τοϋ 
Νομάρχου. 

"Αρθρον 14. 

Πρωτόκολλα ζημιών έκ θεομηνιών. 

Διά τήν έκτίμησιν τών έκ θεομηνιών προκαλουμενων 
εις τά δι’ αύτεπιστασίας έκτελούμενα έργα ζημιών, συγ¬ 
κροτείται ύπό τοϋ Νομάρχου τριμελής έκ δασικών υπάλλη¬ 
λων έπιτροπή, εις ήν δεν δύναται νά μετεχη ο επιβλεπων 
καί ό έκτελών τά έργα δασολόγος. Αΰτη ενεργεί επιτοπιως 
τήν έκτίμησιν καί συντάσσει πρωτοκολλάν εις ό αναφερονται 
τό είδος καί ή άξια τής γενομένης ζημίας προσέτι δε και 
κρίσεις αύτής περί τής τυχόν ευθυνης τοϋ, επιβλεποντος 
καί τοϋ έκτελοΰντος τά έργα. Το πρωτοκολλάν , τοϋτο 
έγκρίνεται ύπό τοϋ προϊσταμένου τής ιεραρχικώς αμέσως 
άνωτέρας δασικής άρχής. 


’Άρθρον 15. 


ΓΙρομήθειαι - Μισθώσεις - Έπισκευαί - Εκτιμήσεις 
ζημιών. 

1. Ή προμήθεια τών διά τάς ύπό έκπόνησιν μελέτας 
καί τά ύπό έκτέλεσιν έργα καί έργασιας αναγκαιουντων 
ύλικών, έργαλείων κλπ. ένεργεϊται υπό ,τοϋ προϊστάμενου 
τής έκτελούσης τά έργα δασικής υπηρεσίας βασει^τών κει¬ 
μένων διατάξεων καί τών έν τοις έπομένοις οριζόμενων. 


2. "Απασαι αί, έκτος τοϋ ενιαίου προγράμματος προμη¬ 
θειών, προμήθειαι πάσης φύσεως εργαλείων, υλικών και 
εφοδίων έν γένει, άναγκαιούντων δια την εκτελεσιν τών 
δασοτεχνικών έργων δι’ αυτεπιστασίας, διενεργοϋνται κα.α 
τις διατάξεις τής παραγράφου 4 τοϋ άρθρου 9 τοϋ παρο ι ,ος 
έφαρμοζομένας κατ’ άναλογίαν. 


3. 'Η μίσθωσις, κατ’ άποκοπήν ή έπί ημερομίσθιο» ή 
επί ώριαία άντιμισθία, ιδιωτικών μέσων μεταφοράς, προω- 


θητήρων, ίσοπεδωτήρων, έκσκαφέων, έλκυστήρων, φορτω¬ 
τών, άροτρων, αντλιών καί λοιπών έν γένει μηχανημάτων 
άναγκαιούντων διά τήν έκτέλεσιν τών έργων ένεργεϊται 
κατά τήν διαδικασίαν τής προηγούμενης παραγράφου, έφ’ 
όσον τό μίσθωμα κατά είδος έργασιας καί κατά μήνα 
δεν ύπερβαίνει τά έν τή παραγράφω ταύτη οριζόμενα 
χρηματικά όρια. 


4. Αί διά τήν λειτουργίαν τών έργοταξίων, ήτοι τήν 
στέγασιν τοϋ προσωπικού έκτελέσεως καί έπιβλέψεο»ς τών 
έργων ώς καί τήν άποθήκευσιν καί διασφάλισιν τών ύλικών, 
μηχανημάτο»ν, έργαλείων κλπ. εις τάς περιοχάς τών έκτε- 
λουμένων έργων, προσωρινά! καί διάρκειας μέχρις εξ μη¬ 
νών μισθώσεις οικημάτων καί αποθηκών ένεργοϋνται ύπό 
τοϋ ώς άνω προϊσταμένου δι’ άπ’ ευθείας συμφωνίας, εφ 
όσον τό μίσθωμα κατά περίπτωσιν δεν υπερβαίνει τάς 
3.000 δρχ. κατά μήνα. 'Ωσαύτο»ς κατασκευαί προχείρων 
έγκαταστάσεο»ν εις τήν περιοχήν τών έργων ένεργοϋνται 
αύτεπαγγέλτως παρά τοϋ προϊσταμένου τής έκτελούσης 
τά έργα δασικής Υπηρεσίας έφ’ όσον ή δαπάνη δεν υπερ¬ 
βαίνει τάς 30.000 δραχμάς, οσάκις ταϋτα έκτελουνται 
μακράν κατωκημένων χώρων ή ή μίσθωσις οικήματος 
κρίνεται ασύμφορος διά τήν Υπηρεσίαν. 


5. Έπισκευαί τεχνικών έργων ύποστάντων ζημίας ή 
υποκειμένων εις κινδύνους ζημιών ένεργοϋνται αΰτεπαγγελ- 
τως παρά τοϋ ώς άνω προϊσταμένου, έφ’ όσον η αναγκη 
επισκευής τούτων κρίνεται υπ’ αυτού κατεπειγυυσα και 
άνεπίδεκτος καθυστερήσεως καί μέχρι δαπάνης 7». 000 
δραχμών, άναφέροντος άρμοδιως διά την εκ τών υστέρων 
έγ.ιρισιν ύπό τοϋ Νομάρχου. 


6. Έπισκευαί ύπαρχουσών οδών ή ατραπών εν τή 
περιοχή τών έργων διά τήν βελτίωσιν τής βατότητός των, 
ώς καί κατασκευή τοιούτων προσπελάσεως τών εκτελουμε- 
νων έογων, έφ’ όσον αί έργασίαι αύται κρίνονται συμφε- 
ρουσαι προς διευκόλυνσιν τών μεταφορών καί τής κινήσεως 
τών έογαζομένων καί έφ’ όσον ή δαπάνη κατά περίπτωσιν 
δεν ύπερβαίνει τάς 75.000 δραχμάς έκτελουνται αύτεπαγ¬ 
γέλτως παρά τοϋ αύτοΰ ώς άνω προϊσταμένου, ένεργοϋντος 
ώς άνωτέρω. 

7. 'Η έκτίμησις ζημιών προκαλουμένων εις ιδιοκτησίας 
τρίτων κατά τήν έκτέλεσιν τών έργων συνεπεία ταύτης, 
ώς καί ή έκτίμησις αποζημιώσεων διά τήν συγκαταθέσει 
τών ιδιοκτητών προσωρινήν χρήσιν ιδιωτικών διαβάσεων, 
μικροεκτάσεων, πηγών κλπ. έφ’ όσον ή χρήσις τούτων 
είναι συμφέρουσα διά τήν διενέργειαν μεταφορών, ύδρολη- 
ψίας, προσωρινών εγκαταστάσεων κλπ. ένεργεϊται , παρ’ 
έπιτοοπών τής παραγράφου 4 τοϋ άρθρου 9 τοϋ παρόντος. 
Εις τά: περιπτώσεις ταύτας η υπηρεσία είτε αποκαθιστά 
τήν πρό τής χρησιμοποιήσεως ύπάρχουσαν κατάστασιν, 
είτε έγκρίνει τήν εις βάρος τών πιστώσεων τών έργων 
καταβολήν αποζημιώσεων, έφ’ όσον αυτή δεν υπερβαίνει 
τάς 25.000 δραχμάς κατά περίπτωσιν έργου, η τάς 100.000 
δραχμάς κατά περίπτωσιν προκειμένου περί έργου δασικής 
οδοποιίας. 


8. 'Ο Νομάρχης ή κατ’ έξουσιοδότησιν τούτου ό προΐ- 
στάαενος τής Υπηρεσίας δύναται νά έγκρίνη τήν χορήγησιν 
προκαταβολής έναντι -τής άξίας τών παραγγε/.λομένωνειδών 
ή' άνατιθεμένων έργασιών, έφ’ όσον τοϋτο προβλέπεται 
ύπό τής οικείας διακηρύξεως, ύπό τόν όρον προσαγωγής 
έγγυήσεως άνεγνωρισμενης 1 ραπε-,ης, καλυπ.ουση., .ο ,.ο 
σόν τής προκαταβολής. 

9. Αί συμβάσεις προμήθειας ή άναθέσεως έκτελέσεως 
έογασίας ύπογράφονται ύπό τοϋ προϊστάμενου τής Ιπη- 
ρεσίας ή τοϋ νομίμου άναπληρο»τοϋ του ή ύπό,ετέρου ύπαλ- 
λήλου εξουσιοδοτούμενου υπο του προϊστάμενου. 
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ΚΕΦΑΛΛΙΟΝ Δ' 

Έργολήπται δημοσίων δασοτεχνικών έργων καί εργασιών 

(Ε.Δ.Δ.Ε.) 

Άρθρον 16. 

Ειδικόν πτυχίον εργολήπτου δημοσίων δασοτεχνικών έργων. 

1. Ή δι’ εργολαβίας άνάθεσις εις ίδιώτας της κατα¬ 
σκευής των δασοτεχνικών έργων καί εργασιών τοϋ δημο¬ 
σίου γίνεται εις κεκτημένους ειδικόν πτυχίον Εργολήπτου 
Δημοσίων Δασοτεχνικών "Εργων, έκδιδόμενον υπό του 
Υπουργού Γεωργίας, βάσει τών έν τοϊς έπομένοις άρθροις 
όριζομένων. 

2. Τό Ειδικόν ΙΙτυχίον Ε.Δ.Δ.Ε. απαιτείται καί εις 
περιπτώσεις καθ’ άς δασοτεχνικά έργα τοΰ άρθρου 1 τοϋ 
παρόντος άνατίΟενται καί ύπό άλλων, πλήν τοΰ 'Τπουργείου 
Γεωργίας, Υπουργείων καί Όργανισμών, είτε αύτοτελώς, 
είτε έντεταγμένα εις εύρυτέρας έκτάσεως δημόσιον έργον. 
'Η άνάθεσις τών έργων τούτων γίνεται ή αύτοτελώς εις 
έργολήπτας δημοσίων δασοτεχνικών έργων, ή, εάν ό διαχω¬ 
ρισμός των είναι άνέφικτος, ένιαίως εις κοινοπραξίας τού¬ 
των με έργολήπτας δημοσίων έργων τών λοιπών ειδικοτή¬ 
των, οϊτινες άναλαμβάνοντες το έργον εύΟύνονται εις τό 
ολόκληρον έναντι τοϋ κυρίου τοΰ έργου. Εις τούς προϋπολο¬ 
γισμούς τών ένιαίως δημοπραττουμένοον έργων διαχωρί¬ 
ζονται πάντοτε αί συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΰ παρόν¬ 
τος δασοτεχνικαί έργασίαι έκ τών έργων τούτων ή δέ τάξις 
τοϋ καλουμένου εις τον διαγωνισμόν πτυχίου τοϋ έν τη 
κοινοπραξία έργολήπτου δημοσίων δασοτεχνικών έργων 
καθορίζεται βάσει τοϋ ύψους τοΰ μερικού προϋπολογισμού 
τών άνοίτέρω έργασιών. 

3. Τό Ειδικόν πτυχίον Ε.Δ.Δ.Ε. παρέχει εις τον κάτοχον 
δικαίωμα άναλήψεως έν δημοπρασία ή άλλως πως τής 
τής κατασκευής μόνον τών δασοτεχνικών έργων τοΰ άρθρου 
1 τοϋ παρόντος, ώς καί τών. κατά τό άρθρον 9 τοΰ Ν. 689/ 
1977 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τών «περί 
έργοληπτών δημοσίων έργων κειμένων διατάξεων», έργων 
πρασίνου καί άμιγώς πρασίνου, ώς τοΰτο έτροποποιήθη 
υπο τοϋ άρθρου 5 τοΰ //8//8 «περί παρατάσεως άπασχο- 
λήσεως προσωπικού έπί σχέσει έργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
τοΰ 'Τπουργείου Γεο>ργίας καί άλλων τινών διατάξεων», 
επιφυλασσόμενων δια την τελευταίαν ταυτην περίπτωσιν 
τών διατάξεων τών νόμων τούτων. 

4. Τό Ειδικόν πτυχίον Ε.Δ.Δ.Ε. είναι γενικόν δΓ άπά- 
σας τάς κατά τό άρθρον I τοϋ παρόντος κατηγορίας τών 
έργων τούτων, διακρινόμενον, μόνον αναλογίας τής αξίας 
και τής τεχνικής σημασίας τό)ν προς άνάληψιν έργων, εις 
4 τάξεις ώς ακολούθους: 

Λ' τάςεως δι’ έργα προϋπολογιζομένης άξίας μέχρις 
1.000.000 δραχμών. 

Β' τάξεοας δι’ έργα προϋπολογιζομένης άξίας μέχρι 2.000.000 
δραχμών. 

Γ' τάξεως δι’ έργα προϋπολογιζομένης άξίας άπό 1.000.000 
δραχμάς μέχρι 4.000.000 δραχμών καί 

Δ' τάξεως δΓ έργα οίασδήποτε άξίας πάντως ούχί μικρό¬ 
τερες τοΰ άνοατατου ορίου τοϋ τής Α' τάξεως ήτοι τοϋ 
1.000.000 δραχμών. 

ο. Διά την άναπροσαρμογήν τών ώς άνω χρηματικών 
ορίων, ώς καί έκείνων τών άρθρων 9 καί 15 τοΰ παρόντος 
προσδιορίζεται δΓ έκαστον ημερολογιακόν έτος κατά μήνα 
Ιανουάριον αύτοΰ συντελεστής Μ Μ I /Μ2 ένθα: 

-ΜΙ — τό μέσον έπίπεδον τοΰ Γενικού Δείκτου Τιαών 
Καταναλωτοΰ τής Εθνικής Στατιστικής Υπηρε¬ 
σίας τής Ελλάδος τοΰ τελευταίου τριμήνου τοΰ 
προηγουμένου έτους καί 

-Μ2 = τό μέσον έπίπεδον τοΰ Γενικού Δείκτου Τιμών 
Καταναλωτοΰ τής αυτής ως άνω ' 1 πηρεσίας τοϋ 
τελευταίου τριμήνου τοΰ έτους 1980. 


'Ο συντελεστής ούτος Μ λαμβάνεται στρογγυλοποιού- 
μενος μέχρι τοΰ δευτέρου δεκαδικού ψηφίου. Τα εκ τοϋ 
πολλαπλασιασμού μετά τοΰ συντελεστοϋ Μ προκύπτοντα 
ποσά τών έν παρ. 4 χρηματικών ορίων στρογγυλοποιοΰνται 
εις τήν έγγυτέραν δεκάδα χιλιάδων δραχμών, προκειμενου 
δέ περί έκείνων τών άρθρων 9 καί 15 τοΰ παρόντος εις τήν 
έγγυτέραν χιλιάδα δραχμών. 

Είδικώς διά τό μέχρι τής 31.12.1980 χρονικόν διάστημα 
ό συντελεστής Μ ορίζεται ίσος προς τή μονάδα (Μ = 1). 

6. Τό ειδικόν πτυχίον Ε.Δ.Δ.Ε. όλων τών τάξεων έχει 
καθολικήν ΐσχύν δι’ άπασαν τήν έπικράτειαν. Εξαιρείται 
καί δεν δύναται νά χρησιμοποιηθή τοΰτο τουλάχιστον έπί 
τριετίαν ύπό πρώην δημοσίου δασικού υπαλλήλου διά τήν 
περιοχήν τοΰ Νομοΰ έν ή ούτος υπηρετεί άμέσως προ τής 
ύπό τοΰ Δημοσίου συνταξιοδοτήσεως ή παραιτήσεώς του. 

7. Ή χορήγησις, άνανέωσις, έπέκτασις, προαγωγή καί 
άφαίρεσις τών πτυχίων Ε.Δ.Δ.Ε. καί ή ένάσκησις τοϋ ύπ’ 
αυτών έλέγχου, υπάγεται εις τήν άρμοδιότητα τοΰ 'Τπουρ¬ 
γοΰ Γεωργίας, έκδιδομένης τής σχετικής άποφάσεως μετά 
γνώμην τού Τεχνικού Συμβουλίου Δασών. 

’Άρθρον 17. 

Δικαιούχοι ειδικού πτυχίου Ε.Δ.Δ.Ε. 

1. Τό ειδικόν πτυχίον Ε.Δ.Δ.Ε. χορηγείται δΓ δλας 
μέν τάς τάξεις εις δασολόγους κεκτημένους πτυχίον τοΰ 
Δασολογικοΰ Τμήματος τής Γεωπονικής καί Δασολογικής 
Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης ή ισότιμον τοιοΰτον 
Σχολής τής άλλοδαπής, διά δέ τήν Α', Β', καί Γ' τάξιν, 
εις τεχνολόγους δασοπονίας πτυχιούχους τής οικείας Σχο¬ 
λής τών ΚΑΤΕΕ ή άλλων ισοτίμων Σχολών, έφ’ όσον 
ούτοι άπολαμβάνουν τών πολιτικών καί άστικών δικαιωμά¬ 
των καί δεν έχουν καταδικασθή διά ποινικόν άδίκημα έκ τών 
έν άρθρω 18 τοΰ Ν. 1811/1951. 

2. Πτυχίον Α' τάξεως δικαιούνται οί Δασολόγοι καί 
Τεχνολόγοι Δασοπονίας μετά τριετίαν άπό τής λήψεως τοΰ 
πτυχίου σπουδών των. 

3. Πτυχίον Β' τάξεως δικαιούνται οί δασολόγοι καί 
τεχνολόγοι δασοπονίας οί άσκήσαντες, καθ’ οίονδήποτε τρό¬ 
πον καί ύπό οίανδήποτε ιδιότητα, ώς έλεύθεροι έπαγγελμα- 
τίαι ή τεχνικοί σύμβουλοι ή υπάλληλοι ύπό οίανδήποτε 
σχέσιν τοΰ Δημοσίου ή ιδιωτικών Γραφείων, τό έπάγγελμα 
τοΰ δασολόγου ή τοΰ τεχνολόγου έπί τριετίαν καί έπιβλέ- 
φαντες ή έκτελέσαντες δασοτεχνικά έ'ργα άξίας τουλάχιστον 
ίσης προς τήν έκάστοτε δυναμικότητα τοΰ έργοληπτικοΰ 
πτυχίου Α' τάξεως. 

4. Πτυχίον Γ' τάξεως δικαιούνται οί δασολόγοι καί οί 
τεχνολόγοι δασοπονίας οί κατά τον αύτόν ώς άνω τρόπον 
ασκήσαντες το έπάγγελμα τοΰ δασολόγου ή τεχνολόγου έπί 
εςαετιαν και επιβλέψαντες ή έκτελέσαντες δασοτεχνικά έ'ργα 
αςιας τουλάχιστον ίσης προς τήν έκάστοτε δυναμικότητα 
τοΰ έργοληπτικοΰ πτυχίου Β' τάξεως. 

5. Πτυχίον Δ' τάξεως δικαιούνται οί δασολόγοι οί κατά 
τον αύτόν ώς άνω τρόπον άσκήσαντες τό έπάγγελμα τοϋ 
δασολόγου έπί έννεαετίαν καί έπιβλέψαντες ή έκτελέσαντες 
δασοτεχνικά έργα άξίας ίσης προς τήν έκάστοτε δυναμικό¬ 
τητα έργοληπτικοΰ πτυχίου Γ' τάξεως. 

6. Οπωσδήποτε στερούνται τής δυνατότητος λήψεως 
ειδικοΰ πτυχίου Ε.Δ.Δ.Ε. οί μελετηταί οί έγγεγραμμένοι 
εις τό Μητρώον μελετητών περί ού ό Ν. 716/77, εις ήν 
δε περίπτωσιν έγγραφοΰν εις τοΰτο μεταγενεστέρως ύπο- 
χρεοΰνται όπως παραδώσουν τό πτυχίον εις τήν έκδόσασαν 
τοΰτο άρμοδίαν άρχήν. 

Άρθρον 18. 

Δικαιολογητικά, Διαδικασία. 

1 · Τα ειόικα πτυχία Ε.Δ.Δ.Ε. χορηγούνται ύπό τοΰ 
ϊπουργειου Γεωργίας μετά σύμφωνον γνώμην τοΰ Τεχνι¬ 
κού Συμβουλίου Δασών εΐσηγήσει τής Γενικής Διευθύν- 
σεως Δασών παρα τή οποία τηρείται τό Μητρώον Εργο¬ 
ληπτών Δασοτεχνικών "Εργων. 
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2. Διά τήν χορήγησιν των ώς άνω πτυχίων Ε.Δ.Δ.Ε. 
οί ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν εις τήν Γενικήν Διεύθυνσιν 
Δασών αϊτησιν μετά των έξης δικαιολογητικών: 

α) Επίσημον άντίγραφον πτυχίου σπουδών πλήν τών 
ύπηρετησάντων εις τό δημόσιον ώς τακτικών δημοσίων 
υπαλλήλων. 

β) ΙΙιστοποιητικόν γεννήσεως. 

γ) Άντίγραφον ποινικού μητρώου. 

δ) Δύο προσφάτους φωτογραφίας τύπου αστυνομικής 
ταύτότητος και 

ε) Πιστοποιητικά άποδεικνύοντα τήν κατά τήν παράγρα¬ 
φον 3 τοϋ άρθρου 17 τοϋ παρόντος άπαιτουμένην άσκησιν 
έπαγγέλματος τοϋ ενδιαφερομένου. Τά πιστοποιητικά ταϋτα, 
έκδιδόμενα υπό τών εις ούς οί ενδιαφερόμενοι ειργάσθησαν 
εργοδοτών, κατόπιν αΐτήσεως αύτών καί άναγράφοντα τον 
χρόνον άπασχολήσεως έκτελέσεως, έπιβλέψεως καί διευ- 
θύνσεως της κατασκευής δασοτεχνικών έργων καί εργα¬ 
σιών, τό είδος, τήν ποσότητα καί τήν άξίαν αύτών, προς 
δέ καί τήν εν γένει διαγωγήν καί ικανότητα τών δι’ ούς 
ταϋτα έκδίδονται, άτοτελοΰν περαιτέρω κριτήρια τής τά- 
ξεως τοϋ έκδιδομένου είδικοΰ πτυχίου εργολήπτου δασο¬ 
τεχνικών έργων. 

3. Οί έργοδόται, δημόσιον (Δασάρχης, Διευθυντής Δα¬ 
σών, Γενικός Διευθυντής Δασών κλπ.) ή ΐδιώται, οφείλουν 
εντός δέκα πέντε (15) ήμερών άπό τής υποβολής τής σχε¬ 
τικής αΐτήσεως νά έκδώσουν τό ζητούμενου πιστοποιητικού 
ή νά άρνηθοΰν τήν έκδοσιν δικαιολογοϋντες τήν άρνησίν των 
έγγράφως προς τον αίτήσαντα. 

4. 'Ως τύπος εΐδικοϋ πτυχίου Ε.Δ.Δ.Ε. ορίζεται βι¬ 
βλιάριου εις δ καταχωροΰνται τά στοιχεία ταύτότητος τοϋ 
κατόχου, ή τάξις τοϋ πτυχίου, αί άνανεώσεις καί προαγωγαί 
αύτοΰ ώς καί αί τυχόν επιβαλλόμενα! κυρώσεις. 

Άρθρον 19. 

Ισχύς, άνανέωσις καί προαγωγή 
τοϋ εΐδικοϋ πτυχίου Ε.Δ.Δ.Ε. 

1. Τό ειδικόν πτυχίου Ε.Δ.Δ.Ε. είναι περιορισμένης 

ισχύος, άνανεουμένης άνεξαρτήτως ταςεως ανα τριετίαν. 
Άνευ τοϋ άνά τριετίαν ελέγχου και ανανεωσεως τής^ ισχύος 
του τό πτυχίον δεν θεωρείται εν ένεργεια οποτε ο εργολή¬ 
πτης δεν δύναται νά άναλάβη τήν εκτελ,εσιν έργου απο τής 
λήξεως τής τριετίας μέχρι τής άνανεώσεως. , ( 

2. 'Η άνανέωσις τής ισχύος του πτυχίου γίνεται^ και 
έάν κατά τήν διάρκειαν τής τριετίας ουδεν έργου εςετε- 
λεσεν ό έργολήπτης. 

'Η περί άνανεώσεως αίτησις υποβάλλεται υπο τοϋ εν¬ 
διαφερομένου μετά τοϋ πτυχίου του, εντος~ χρονικού δια¬ 
στήματος ούχί μεγαλυτέρου τών τριών μηνών προ τής λη- 
ξεως τής ισχύος αύτοΰ. 

3. Προαγωγή πτυχίου εις ανωτεραν ταξιν ενεργειται 
μόνον κατά τον ώς άνω έλεγχον καί ανανεωσιν τής ισχύος 
αύτοΰ καί κατά τάς διατάξεις όσον αφορά εις τους ΧΡ αν /-~ 
κούς περιορισμούς τοϋ άρθρου 17^τοΰ παρόντος.~Δια τήν 
προαγωγήν ταύτην λαμβάνεται ύπ’ οψιν η εν τώ ^μεταςυ 
κτηθεΐσα πείρα τοϋ εργολήπτου, βεβαιουμένη επι^τή βάσει 
πιστοποιητικών έργασιών έκδιδομένων κατα το άρθρον Ιο 
τοϋ παρόντος. Ή περί προαγωγής αίτησις^ υποβάλλεται 
ώς καί ή τοιαύτη περί άνανεώσεως. Τόσον η ανανεωσις της 
ισχύος δσον καί ή προαγωγή πτυχίου ενεργειται συμφωνως 
προς τήν παρ. 7 τοϋ άρθρου 16 τοϋ παρόντος. 

Άρθρον 20. 

•Έλεγχος Ε.Δ.Δ.Ε. - Κυρώσεις. 

1. Οί εργολήπται εΐδικοϋ πτυχίου Ε.Δ.Δ.Ε. ύπόκεινται 
εις τον έλεγχον τής Γενικής Διευθύνσεως Δασών του ϊ- 
πουργείου Γεωργίας διά τήν άπό πασης αποφεως χρήστην 


χρήσιν τοϋ πτυχίου αύτών καί τήν πιστήν έκπλήρωσιν τών 
επαγγελματικών αύτών καθηκόντων. 

2. Αί εις τούς έργολήπτας κατόχους τοϋ ώς άνω εΐδικοϋ 
πτυχίου Ε.Δ.Δ.Ε. επιβαλλόμενα! κυρώσεις είναι ή άκύ- 
ρωσις, ό υποβιβασμός καί ή άφαίρεσις αύτοΰ. 

3. Τό Ειδικόν Πτυχίον Ε.Δ.Δ.Ε. άκυροΰται ή ύποβιβά- 
ζεται εν περιπτώσει καθ’ ήν τά ύποβληθέντα ύπό τοϋ εργο¬ 
λήπτου στοιχεία διά τήν έκδοσιν ή προαγωγήν αύτοΰ άντι- 
στοίχως ήθελον άποδειχθή ανακριβή. 

4. Τό πτυχίον τών στερουμένων τών πολιτικών ή άστι- 
κών δικαιωμάτων ή τοϋ δικαιώματος τής έλευθέρας δια- 
χειρίσεως τής περιουσίας τών εργοληπτών, καθίσταται αύ- 
τιδικαίως άκυρον. Ωσαύτως ή άκύρωσις τοϋ πτυχίου είναι 
υποχρεωτική έν περιπτώσει καταδίκης τοϋ έργολάβου διά 
άπάτην ή άλλην ποινικώς κολάσιμον πράξιν έν σχέσει προς 
τήν άσκησιν τοϋ έπαγγέλματος αύτοΰ καί είδικώς έναντι 
τοϋ έργοδότου, άπαγορευομένης απολύτως τής έκδύσεως 
έν τώ μέλλοντι νέου πτυχίου ύπέρ τοϋ κατόχου τοϋ άκυ- 
ρωθέντος. 

5. Άφαίρεσις τοϋ πτυχίου έπιβάλλεται έν περιπτώσε ι 
απείθειας, κακής πίστως ή δολιότητος ή άπάτης μή συνε- 
παγομένης ποινικήν δίωξιν τοϋ έργολήπτου, ώς καί έν 
περιπτώσει οριστικής έκπτώσεως αύτοΰ ώς έργολάβου δα- 
σοτεχνικοΰ έργου. Έν τή τελευταία ταύτη περιπτώσει 
ό Υπουργός Γεωργίας δύναται τή αιτήσει τοϋ έκπτώτου 
έργολήπτου, ύποβαλλομένη άπαιραιτήτως διά τής διευθυ- 
νούσης τό έργον δι’ δ οΰτος έκηρύχθη έκπτωτος υπηρεσίας, 
νά καθορίση τον βαθμόν τής κυρώσεως άπό προσωρινής, 
οπότε ορίζεται καί ό χρόνος στερήσεως τοϋ πτυχίου, μέχρις 
οριστικής άφαιρέσεως, έξαρτώμενον έκ τών λόγιαν δι’ ούς 
έπιβάλλεται ή κύρωσις ή δι’ ούς Ιπήλθεν ή έκπτωσις, τών 
συνθηκών έκτελέσεως τοϋ έργου ή άλλων λόγων, τών π/.η- 
ροφοριών τής υπηρεσίας καί τών στοιχείων τοϋ εν τώ 
'Υπουργείω Γειοργίας τηρουμένου ατομικού φακέλλου τοϋ 
έργολήπτου. 

6. Αί ώς άνω κυρώσεις συντελοϋνται δι’ άποφάσεως τοϋ 
' Γπουργοΰ Γεωργίας μετά σύμφωνον γνωμοδότησιν τοϋ 
Τεχνικοΰ Συμβουλίου Δασών εξαιρέσει τής περιπτώσεως 
τών παραγράφουν 3 καί 4 τοϋ παρόντος άρθρου καθ’ άς 
τά πτυχία καθίστανται αύτοδικαίως άκυρα, μή άπαιτου- 
μένης τής γνωμοδοτήσεως ταύτης. 

Άρθρον 21. 

Μεταβατική διάταξις. 

Τά βάσει τών διατάξεων τοϋ Β. Δ. 17/22.2.1950 έκδο- 
Οέντα ειδικά πτυχία έργοληπτών δασικών έργων έξακολου- 
θοΰν ίσχύοντα μέχρις έξαμήνου άπό τής δημοσιύσειος τοϋ 
παρόντος, προθεσμίας έντός τής οποίας οί ένδιαφερόμενοι 
δύνανται δι’ αΐτήσεως των νά ζητήσουν τήν άντικατάστα- 
σιν τοϋ πτυχίου των διά νέου, ώς τοϋτο προβλέπεται ύπό 
τών διατάξεων τοϋ παρόντος Διατάγματος. 

Άρθρον 22. 

Καταργούμεναι διατάξεις. 

Άπό τής ισχύος τοϋ παρόντος καταργοΰνται: 

«) Τό άπό 17/22.2.56 Β. Δ. «περί συντάξεως μελετών 
καί έκτελέσεως δασικών τεχνικών έργων» καί 

β) Το άπό 13 - 9/2.11.1959 Β. Δ. «περί συστάσεως 
Υπηρεσιών Δασοτεχνικών Έργων». 

Εΐε τον αύτον έπί τής Γεωργίας Υπουργόν άνατίθεμεν 
τήν δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τοϋ παρόντος Διατάγματος _ 

Έν ΆΟήναις τή 21 Απριλίου 1981 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΝΕΑΑΟΠΟΥΑΟΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ: 

Ή έτήσια συνδρομή της Εφημερίδας της Κυβερνήσεοος, ή τιμή των φύλλων της πού πωλοΰνται τμηματικά 
καί τά τέλη δημοσιεύσεων στήν Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίσθηκαν άπό 1 Ίανουαρίου 1981 ώς άκολούθως: 

Α' ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

1. Γιά τό Τεύχος Α' . Δραχ. 1.500 


2 . 

3. 

4. 

5. 

6 . 

7. 

8 . 

9. 


χ > 
χ » 
χ > 
» χ 
χ χ 
» » 
χ χ 


Β' 

Γ' 

Δ' 


Νομικών Προσώπων Δ.Δ. κ.λπ. 

Άν. ΕΙδ. Δικαστηρίου. 

Παράρτημα . 

Ανωνύμων Εταιρειών κ.λττ. . 
» Δελτίο Εμπορικής καί Βιομηχανικής 

Ιδιοκτησίας . 

10. Γιά άλα τά τεύχη καί τά Δ.Ε.Β.1. 

ΟΙ Δήμοι καί οί Κοινότητες τοϋ Κράτους κατα¬ 
βάλλουν τό 1/2 τών άνωτέρω συνδρομών. 


3.000 

1.000 

2.500 

1.000 

200 

600 

7.000 

600 

15.000 


Υπέρ τοϋ Ταμείου ’Αλληλοβοηθείας Προσωπι¬ 
κού τοϋ Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) άνα- 
λογοϋν τά Ιξής ποσά: 

1. Γιά τό ΤεΰχοςΑ' . Δραχ. 

2. χ » χ Β' . 

3. χ » χ Γ' . 

4. » » χ Δ' . 

5. » χ » Νομικών Προσώπων Δ.Δ. κ,λπ. 

6. χ χ χ Άν. ΕΙδ. Δικαστηρίου. 

7. χ χ χ Παράρτημα . 

8. χ χ χ Ανωνύμων Εταιρειών κλπ. . 

9. 


75 

150 

50 

125 

50 

10 

30 

350 

30 

750 


χ 

χ χ Δελτίο Έμπ. καί Βιομ. Ιδιοκτησίας 
10. Γιά άλα τά τεύχη . 

Β'. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ 

Ή τιμή πωλήσεως κάθε φύλλου, μέχρις 8 σελ., είναι 7 δρχ., άπό 9 ώς 24 σελ. 14 δρχ., άπό 25 ώς 48 σελ. 20 δρχ., άπό 49 ώς 80 σελ. 
40 δρχ., άπό 81 σελ. καί άνω ή τιμή πωλήσεως κάθε φύλλου προσαυξάνεται κατά 40 δρχ. άνά 80 σελίδες. 

Γ'. ΤΙΜΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ 

Ή τιμή διαθέσεως στό κοινό τών έκδιδομένων άπό τό Εθνικό Τυπογραφείο φωτοαντιγράφων τών διαφόρων φύλλων τής Εφημερίδας 

τής Κυβερνήσεως καθορίζεται σέ τρεις (3) δραχμές κατά σελίδα. 

Δ'. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 

I. Στό τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών καί 
"Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης: 

Α' Ανωνύμων Εταιρειών: 

1. Τών κατ ασ τατ ι κών . Δρχ. 18.000 

2. Τών άποφάσεων «περί συγχωνεύσεως άνωνύμων 

έταιρειώνχ . 


3. Τών κωδικοποιήσεων τών καταστατικών (ΦΕΚ 

309/67, τ. Β') . χ 

4. Τών τροποποιήσεων τών καταστατικών. χ 

5. Τών Ισολογισμών κάθε χρήσεως. χ 

6. Τών ύπουργικών άποφάσεων «περί παροχής 

άδείας έπεκτάσεως τών έργασιών Ασφαλιστικών 
"Εταιρειώνχ, τών έκθέσεων έκτιμήσεως περιουσιακών 
στοιχείων καί τών άποφάσεων τοϋ Δ.Σ. τοϋ ΕΛΤΑ, 
μέ τίς όποΐες έγκρίνονται καί δημοσιεύονται οί κανο¬ 
νισμοί αύτοϋ . χ 

7. Τών άποφάσεων «περί έγκαταστάσεως ύποκα- 

ταστήματος, διορισμού γενικού πράκτορος καί παρο¬ 
χής πληρεξουσιότητος πρός άντιπροσώπευσιν έν 
"Ελλάδι άλλοδαπώυ Έταιρειώνχ καί τών άποφάσεων 
«περί μεταβιβάσεως τού χαρτοφυλακίου Ασφαλιστι¬ 
κών Εταιρειών κατά τό άρθρο 59 παρ. 1 τού Ν.Δ. 
400/70χ .. .. χ 

8. Τών άνακοινώσεων γιά κάθε μεταβολή πού γί¬ 
νεται μέ άπόφαση Γ.Σ. ή Δ.Σ., τών προσκλήσεων σέ 
γενικές συνελεύσεις, τών κατά τό άρθρο 32 τοϋ Ν. 
3221/24 γνωστοποιήσεων, τών άνακοινώσεων, πού 
προβλέπονται άπό τό άρθρο 59 παρ. 3 τοϋ Ν.Δ. 400/ 

1970 «περί Αλλοδαπών Ασφαλιστικών Έταιρειώνχ, 
τών άποφάσεων τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ 
ΕΛΤΑ, πού άναφέρονται σέ προσωρινές διατάξεις καί 
τών άποφάσεων τοϋ Ύπ. Συγκοινωνιών διά τούς 
ΗΛΠΑΠ - ΗΣΑΠ - ΟΣΕ. χ 

9. Τών συνοπτικών μηνιαίων καταστάσεων τών 

Τραπεζικών Εταιρειών. χ 

Ε'. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ 


18.000 

9.000 

5.000 

8.000 


7.000 


4.000 


2.000 

2.000 


10. Τών άποφάσεων τής έπττροπής τοϋ Χρηματι¬ 
στηρίου «περί είσαγωγής χρεωγράφων είς τό χρη¬ 
ματιστή ριον πρός διαπραγμάτευσιν, συμφώνως πρός 
τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 2 παρ. 3 Α.Ν. 148/1967χ 

11. Τών «άποφάσεων τής έπττροπής κεφαλαιαγο¬ 

ράς «περί διαγραφής χρεωγράφων έκ τοϋ χρηματι- 
στηρίου, συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 2 
παρ. 4 Α.Ν. 148/67χ . χ 

12. Τών άποφάσεων «περί έγκρίσεως τιμολογίων 

τών Ασφαλιστικών Έταιρειώνχ . χ 

Β' Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης: 

1. Τών καταστατικών . Δρχ. 

2. Τών κωδικοποιήσεων τών καταστ α τ ι κών .... χ 

3. Τών Ισολογισμών κάθε χρήσεως. » 

4. Τών έκθέσεων έκτιμήσεως περιουσιακών στοι¬ 
χείων . χ 

5. Τών τροποποιήσεων τών καταστατικών (γιά 

κάθε συμβολαιογραφική πράξη) . χ 

6. Τών άνακοινώσεων μέ συμβολαιογραφική πράξη χ 

7. Τών άνακοινώσεων μέ άπόφαση τής Γ.Σ. ... χ 

8. Τών προσκλήσεων σέ γενικές συνελεύσεις_ χ 

Γ Άλληλασφαλιστικών Συνεταιρισμών — 

Άλληλασφαλιστικών Ταμείων καί Φι¬ 
λανθρωπικών Σωματείων: 

1. Τών ύπουργικών άποφάσεων «περί χορηγήσεως 

άδείας λειτουργίας Άλληλασφαλιστικών Συνεταιρι¬ 
σμών - Άλληλασφαλιστικών Ταμείωνχ . χ 

2. Τών Ισολογισμών τών άνωτέρω Συνεταιρισμών, 

Ταμείων καί Σωματείων. χ 

Δ' Τών δικαστικών πράξεων:. Δρχ. 

II. Στό Τέταρτο τεύχος: 

Τών δικαστικών πράξεων γιά παρακατάθεση άπο- 
ζημιώσεως . χ 


Δρχ. 2.000 


2.000 

2.030 

2.000 

2.000 

2.500 

2.000 

800 

800 

600 

600 


2.000 

2.500 

800 


800 


ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.ΠΕ.Τ. 

1. ΟΙ συνδρομές τσϋ έσωτερικοϋ καί τά τέλη δημοσιεύσεων προκαταβάλλονται στά Δημόσια Ταμεία έναντι άποδεικτικοϋ είσπράξεως, 
τό όποιο φροντίζει ό ένδιαφερόμενος νά τό στείλει στή Γενική Δ/νση τοϋ Έθνικοϋ Τυπογραφείου. 

2. ΟΙ συνδρομές τοϋ έξωτερικοϋ είναι δυνατό νά στέλνονται καί σέ άνάλογο συνάλλαγμα μέ έππαγή έπ* όνόματι τοϋ Διευθυντή τών 

Διοικητικών καί Οίκονομικών Υποθέσεων του Έθνικοϋ Τυπογραφείου. ι»νυντη 

3. Τό υπέρ τοϋ ΤΑΠΕΤ ποσοστό έπί τών άνωτέρω συνδρομών καί τελών δημοσιεύσεων καταβάλλεται ώς έξής: 
α) στήν Αθήνα: στό Ταμείο τοϋ ΤΑΠΕΤ (Κατ ά στ η μα Έθνικοϋ Τυπογραφείου), 

185) £ <"* ΤΑΠΕΤ * * 182378/3639/1947(ΒΟΝΕΟ 

γ) στίς περιπτώσεις συνδρομών έξωτερικοϋ: όταν ή άποστολή τους γίνεται μέ έπιταγές μαζί μ' αυτές στέλνεται καί τό υπέρ τοϋ ΤΑΠΕΤ 


ποσοστό. 


"Ο Γενικός Διευθυντής 
ΑΘΑΝ. ΠΑΝ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 







































